Waa मान्यता देण्याबाबत 
- अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली व 
त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयाच्या ब निवासी 
. इमारतीच्या बांधकामाचा प्रस्ताबे- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. बोजीटी १००९/प्र.क्र:६३/इएवससी-४, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक : २४ एप्रिल, २००९ 


बाचा : आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई याचे aa क्रमांकः बीएलडी 
. ११०९/२२४३७/. CE, दि-२८.०२.१००९.--. ::- 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या ताब्यातील जागा सांगर्ली येथे सिटी सव्हे नं.२१५ 
मध्ये आहे. सदर जागेबर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रशासकौय कार्यालयीन इमारत ब निवासी 
.. इमारतीच्या बांधकामाचा. प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता, ससा. बा; विभाग, मिरज / अधिक्षक, राज्य 
. उत्पादन. शुल्क; सांगली. यांनी-सॉक्षांकित केलेला आहे. . सदर बांधकामासाठी रु. ३,४५,४०,१९५/- 
इतका अपेक्षित खर्च असल्याचे अंदाजपत्रक उप अभियंता, सा.बां..उप विभाग, सांगली यांनी तयार 
केले आहेत. सदर अंदाज हे सन २००८-०९ च्या दरसूचीबर असल्यामुळे रु. २,६९,१६,९००/- (रु. 
-दोन कोटी :एकोणसत्तर लाख 'सोळा' aie नऊशे-:फॅक्त) इतन्या: रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास 
सार्वजनिक बांधकाम बिभागाने सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येतं आहे: 9 


x ORR बांधकाम हे विभागाच्या'तांब्यातील जागेवर बांधावयाचे प्रस्तावित आहे. 
३... .. .. .अंदाजपत्रक अधिक्षक, अभियंता; सा. बां. मंडळ, कोल्हापूर यांनी साक्षांकित करणे 
आबश्यक आहे. 
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% Ree इंमारलीचीःकामे वास्तुशास्त्रज्ञ यांच्याकडून बास्तुमांडप्पी नकाशां व इमारतीचा 
सविस्तर ARTA करुन त्यास मंजूरी घेतल्यावरच सुरु करावे. तसेच अंदाजपत्रकासोबत 
प्रस्तावित इमारतीचा वास्तुशास्त्रीय आराखडा सक्षम अधिका-यांनी साक्षांकित करुन अभिलेख म्हणून 
ठेबाबा. पंपहाऊस व सायकल स्टेड चे नमूना नकाशे जोडावेत. तसेच अंतर्गत रस्ते व संरक्षण भिंत 
या कामाचा छेद नकाशा मॉपे व-वाबासह अंदाजपत्रकाःसोबत-जोडाक.. जागा मालकी हक्का बाबतची 
सर्व कागदपत्रे जोडाबीत. 


&. अंदाजपत्रकात सोलर पॅसीव्ह आकीटेब्चरसाठी रु. ६ ल॑क्ष रकमेची तरतूद समाविष्ठ 
करण्यात आली आहे; सदर काम या क्षेत्रातील तज्ञांचा सल्ला घेवून सक्षम अधिका-यांच्या मान्यतेने 
करण्यात यावे. | 


इ...) अंदोणपंत्रकीत 'फरसिचस्साठी २५ :% रकमेची म्हणजेच रु. ४२,५२,६७०/- इतक्या 
: रकमेची तरतूद समाविष्ठ करण्यातली आहे. सद wT VIET विभागाच्या आवश्यकतेनुसार 
त्यांच्या सहमतीने करण्यात यावे. He : 


ee अंदाजपत्रकात''भूमिपूजन समारंभासाठी: रु. २ लक्ष इतक्या रकमेची तरतूद समाविष्ठ 
करण्यात आली आहें. सदर संभारंभाचे आयोजत a. आवश्यक खर्च उपभोक्ता विभागाच्या 
कार्यकक्षेत येतात त्यामुळे या संबंधाने सर्व जबाबदारी त्या विभागाची राहील. 


é. हा शासन निर्णय वित्त विभाग-क्र: विअप्र १०००/प्र.क्र.४६/२००१/विनियम, दिनांक ११ 


जुलै, २००१ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग पहिला, 
उपविभाग-५ अनुक्रॅमांक-१, अन्वये "महाराष्ट्र सार्वननिक बांधकाम नियमपुस्तिका "अंतर्गत परिच्छेद 
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क्र. १३४, अट क्रमांक १ नुसार प्रशासकीय बिभागासं प्रदान केलेल्या शक्तींचा बापरे करून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. वित्तिय मान्यतेबाबतचे आदेश स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


९ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटबर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संगणक संकेतांक २००९०४२४९१७३८४८००१ हा आहे. | 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


कार्यासन अधिकारी, गृह निभाग, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-१/२( लेखा परीक्षा/लेखा ब अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्रमुंबई / नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 

अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली. 

अधिक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ, कोल्हापूर. 

कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, मिरज, जि. सांगली. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग ( इमारती-२)(अर्थ-२), मंत्रालय,मुंबई. 


al (व्यय-७/विनियम ) मंत्रालय,मुंबई 
समन्वय कक्ष. 
निवडनस्ती/इएक्ससी-४. न 
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